Agat 1, 


mag _ 


LW. kr. 40.880/88. 


Alog. $. 53. 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego o regulacyi rzeki Nowego Brnia z dopływami. 


Wysoki Sejmie! 


Wedle ustawy z dnia 13. Maja 1885 Dz. ust. kraj. Nr. 34 ma być regulacya rzeki 
Nowego Brnia z dopływami w powiecie Dąbrowskim i Mieleckim wykonaną w ciągu lat siedmiu 
od r. 1885 do r. 1891 przez przymusową spółkę wodną, która w myśl $. 46 kraj, ustawy wodnej 
miała być zawiązaną przez władze polityczne. 

Do kosztów tej regulacyi obliczonych na 425.481 zł. ma się przyczynić w myśl po- 
wołanej ustawy kraj.: aj" wp 

1. Fundusz krajowy oraz państwowy melioracyjny bezawrotnemi zasiłkami w wyso- 
kości po 30'/,, czyli po 127.644 zł. 30 ct. 

2. spółka wodna resztą preliminowanych kosztów budowy, czyli sumą 170.192 zł. 
40 ct, oprócz kosztów zarządu, które wedle $. 5. tej samej ustawy specyalnej mają ponosić 
uczestnicy spółki wodnej. l 

Jakkolwiek z naznaczonego ustawą siedmioletniego okresu budowy już cztery lata 
upłynęły, to jednak postęp budowy okazuje wedle udzielonego nam przez spółkę a tu dołączo- 
nego '/. zestawienia rachunków po dzień 15. Września 1888 wcale niepomyślne rezultaty, 
mianowicie: 


1. w robotach ziemnych : ; ; ; . 62.258 zł, 55 ct. 
2. w ubezpieczeniach . ` è ; . : 4.512 „ 79 , 
3. w budowie objektów R : å . . 10.341 „ 31 , 
4, w wywłaszczeniu gruntów 5 : ` . 3022 „48 , 
5. w konserwacyi > - ó ' . : 784 „ 82 y 

razem b . 81.369 zł. 28 ct. 


czyli 191°, preliminowanych kosztów budowy. 

Powodem tego powolnego postępu robót było niewątpliwie opóźnienie ze strony 
władz administracyjnych organizacyi spółki, tudzież uzupełnienie projektu, które zajęło blisko 
dwa lata czasu, oprócz tego jednak niemało się przyczynił do tego niekorzystnego wyniku 
robót brak obznajomionego ze sprawą i doświadczonego zarządu, jaki jest konieczny dla tak 
znacznego dwa powiaty obejmującego przedsiębiorstwa, a jakiego czy to spółka wodna, czy też 
dotychczasowy prewizoryczny komitet mimo gorliwości i szczerych chęci wytworzyć nie zdoła, 

W przewidywaniu tej ewentualności przedstawił nam już w 1885 r. (sprawozdaniem 
z dnia 20. Listopada 1885 L. 1441) Wydział powiatowy w Dąbrowie petycyę stron intereso- 
wanych wystosowaną do Wysokiego Sejmu o oddanie zarządu budowy Wydziałowi krajowemu 
Oraz ogłoszenia regulacyi Nowego Brnia za przedsiębiorstwo krajowe. 


Alegat 2. 


Ponieważ podówczas od wejścia w życie odnośnej ustawy specyalnej zaledwie kilka 
miesięcy upłynęło a doświadczenia w tym czasie zebrane nie wykazały potrzeby zmiany tej 
ustawy ani co do postanowień finansowych, ani też co do sposobu przeprowadzenia regulacyi, 
nie uważaliśmy za stosowne przedkładać Wysokiemu Sejmowi jakiegokolwiek w tym kierunku 
wniosku, które też zapatrywanie nasze potwierdził Wysoki Sejm uchwałą z d. 21. Grudnia 1885 
L. s. 678, przechodząc nad odnośną petycyą stron interesowanych do porządku dziennego. 

Gdy jednak i w roku bieżącym tenże Wydział powiatowy Dąbrowski sprawozdaniem 
z dnia 28. Sierpnia 1888 L. 1499 przedstawił nam ponownie dołączoną '/. petycyą 14 obszarów 
dworskich i 10 gmin do Wysokiego Sejmu o uznanie regulacyi Nowego Brnia za przedsiębior- 
stwo krajowe, a nadto przewodniczący spółki wodnej p. Jan br. Konopka relacyą z dnia 10. 
Września 1888 zwrócił naszą uwagę na potrzebę zmiany ustawy o regulacyi tej rzeki w tym 
kierunku, ażeby czas trwania robót został przedłużonym, gdyż w terminie przepisanym ustawą 
budowa nie może być wykończoną, widzieliśmy się obecnie spowodowanymi poddać rzecz ści- 
ślejszemu zbadaniu, czy przy dotychczasowym zarządzie możliwem jest należyte przeprowadzenie 
regulacyi i o ile przy ewentualnej zmianie terminu wykończenia robót należałoby zamieścić 
w mającej się wydać nowej ustawie postanowienia zabezpieczające punktualne a zarazem eko- 
nomiczne wykonanie budowy. 


Otóż jak ze wspomnianego zestawienia rachunków (Alegat 1) okazuje się, o ile re- 
zultat budowy jest dotychczas niepokażnym, o tyle z drugiej strony wydatki nieproduktywne 
przedstawiają zanadto wysokie sumy. 

I tak, koszta administracyi, które przy podobnych budowlach nie powinny przenosić 
T° kosztów robót, wynoszą dotychczas 18.812 zł. 29 ct która to kwota ze względu na wyka- 
zane powyżej koszta (81.369 zł. 28 ct.) przedstawia 16'3', wydatku na właściwą budowę. Nadto 
koszta katastru konkurencyjnego, które n. p. przy regulacyi Grniłej Lipy wedle zamknięcia ra- 
chunków nie przedstawiają wcale osobnej pozycyi, gdyż odnośne czynności wykonane zostały 
przez kierownika technicznego w czasie budowy, a które przy innych przedsiębiorstwach kra- 
jowych przedstawiają wcale niski procent sum kosztorysowych, n. p. na Trześniówce 891 zł. 
15 et. (czyli 056, sumy kosztorysowej), a na Łęgu 1.663 zł. 46 ct. (czyli 0'68'/, sumy koszto- 
rysowej) — dosięgają przy regulacyi Nowego Brnia wcale poważnej sumy 9.308 zł. 78 et. czyli 
2:18'/, sumy kosztorysowej, z czego wynika, że mimo wielkiej rozległości okręgu konkurencyj- 
nego są za wielkie, a stosunkowo znacznie wyższe od podobnych wydatków przy krajowych 
przedsiębiorstwach. 


Skoro tedy z dotychczasowej czteroletniej praktyki okazuje się, że nie tylko roboty 
nie mogą być przez tę spółkę wykonane w terminie oznaczonym ustawą, ale nadto admini- 
stracya prowadzona przez spółkę niezmiernie obciąża strony interesowane, które wedle ustawy 
wyłącznie ponoszą koszta zarządu , postanowiliśmy w uwzględnieniu dwukrotnych już przedsta- 
wień Reprezentacyi powiatu Dąbrowskiego przedłożyć Wysokiemu Sejmowi wniosek na uznanie 
tej największej z dotychczas przez Wysoki Sejm uchwalonych robót melioracyjnych za przed- 
siębiorstwo krajowe przy równoczesnem przedłużeniu terminu ukończenia budowy do r. 1894. 


W razie przyjęcia przez Wysoki Sejm tego naszego wniosku, należałoby podobnie 
jak przy innych przedsiębiorstwach krajowych utworzyć oddzielny fundusz regulacyjny, z któ- 
rego byłyby pokryte nie tylko koszta właściwej budowy, obliczone na 426.481 zł., lecz także 
koszta przyszłego zarządu w kwocie okrągłej 25.000 zł. (około 7, kosztów budowy), oraz 
koszta katastru konkurencyjnego w kwocie okrągłej 9.809 zł, tak, iż oałkowita suma kosztów 
regulacyi Nowego Brnia z dopływami z wyłączeniem jednak dotychczasowych kosztów admini- 
stracyi i komisyj, któreby wyłącznie pokryli uczestnicy spółki, wynosiłaby 459.790 zł. (to jest 
34.309 zł. po nad koszta właściwej budowy). 


Alegat 3 
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Stosownie do postanowień $$. 4i 6 państwowej ustawy melioracyjnej, wedle których 
przy krajowych przedsiębiorstwach datek tak państwowy jak i stron prywatnych dosięgnąć 
może najwyżej 80'/, kosztów, musiałby w tym wypadku zasiłek krajowy być podwyższonym do 
40'/, całkowitych kosztów regulacyi, tak, iż udział kraju w kosztach wynosiłby 183.916 zł. 
(407/,), udział zaś państwowego funduszu melioracyjnego i spółki wodnej po 137.937 zł. (30"/,). 

Gdy zaś wedle ustawy z 13. Maja 1885 Dz. ust. kraj. Nr. 84 zasiłek krajowy i pań- 
stwowy ma wynosić po 127.644 zł, 30 et. (30'/,), prestacye zaś uczestników spółki 170.192 zł. 40 ct. 
(407), oprócz kosztów zarządu), okazałoby się podwyższenie zasiłku krajowego o 56.271 zł. 70 ct., 
a zasiłku państwowego o 10.292 zł. 70 et., natomiast zaś zniżenie datków konkurencyjnych o 
82.255 zł. 40 et. (oprócz kosztów zarządu). 

Ponieważ wedle obowiązującej dziś ustawy fundusz krajowy i państwowy meliora- 
cyjny winien był juź uiścić do r. 1888 cztery raty 30%,-wego zasiłku w łącznej kwocie po 
72.939 zł. 60 ct., spółka wodna zaś z tego samego tytułu sumę 97.252 zł. 80 et. razem 243.132 zł., 
zatem uzupełnienie tych datków do przepisanego państwową ustawą melioracyjną udziału przed- 
stąwiałoby następne kwoty, któreby musiały być wpłacone do funduszu regulacyjnego: 

1. ze strony funduszu krajowego o : ; . . 110.976 zł, 40 ct. 


2. ze strony państwowego funduszu melioracyjnego . f . 64.997 „ 40 , 

3. ze strony spółki wodnej : o : . . . 40.684 „ 20 „ 

razem . 216.658 zł. — ct. 

która to suma wraz z wypłaconymi dotąd datkami : o f . 243.182 „ — » 
daje wykazaną powyżej całkowitą sumę kosztów regulacyi . ' . 459.790 „ — » 


W razie przedłużenia pierwotnego siedmioletniego okresu budowy 0 trzy lata, musia- 
łyby powyższe datki być rozłożone na sześć równych rat rocznych (począwszy od r. 1889) 
i przedstawiałyby rocznie następujące kwoty: 


1. ze strony kraju k : : : : ; . 18.496 zł. 07 ct. 
2. ze strony państwa A ć 6 5 i k o OREP „ 80 y 
8. ze strony spółki wodnej 6 1 ; ; : „oaBEW.. 0 


razem rocznie 36.109 zł. 67 ct. 

W ten sposób uiszczana dotychczas na cel regulacyi Nowego Brnia rata roczna 
z funduszu krajowego mimo ogólnego podwyższenia w skutek rozłożenia na dłuższy okres 
czasu nieznacznie się tylko podniesie, bo o kwotę 261 zł. 17 ct, rata państwowego funduszu 
melioracyjnego (mimo ogólnego podwyższenia udziału o 10.292 zł. 70 ct.) obniży się o kwotę 
7.402 zł, a nie tylko spółka wodna, która pokryć musi dotychczasowe wysokie koszta zarządu 
i komisyj, znacznej dozna ulgi, lecz także należyte i ekonomiczne wykonanie robót zostanie 
zapewnionem. 

Spodziewając się, że JE. Pan Minister rolnictwa nie odmówi podwyższenia zasiłku 
Z państwowego funduszu melioracyjnego w wykazanej powyżej kwocie 10.292 zł. 70 ct., a oraz 
że Wysoki Sejm w interesie sprawy obchodzącej żywo 48 gmin i 89 obszarów dworskich 
w dwóch powiatach przychyli się do prosby Reprezentacyi powiatu Dąbrowskiego, poważamy 
Slę przedstawić Wysokiemu Sejmowi wniosek: 

Wysoki Sejm raczy uchwalić załączony */|. projekt ustawy o wykończeniu regulacyi 
rzeki Nowego Brnia z dopływami. 


Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. Ks. Krakowskiem. 
Lwów dnia 26, Września 1888, 


Marszałek krajowy: Sprawozdawca : 
Tarnowski w. r. Wereszczyński w. r. 
Członek Wydziału krajowego. 


a 


Alegat 1. do sprawozdania Wydziału krajowego LW. 40.880/88. 


zestąwienie rachunków 


Spółki wodnej dla regulacyi rzeki Nowego Brnia i dopływów 
za czas od dnia 1. Lutego 1884 do 15. Września 1888, 


Wyszczególnienie zł. ct, 
Przychód. 

I. Subwencye Wys. Wydziału krajowego : ; . s 72.858 | 47 
II. A e. k. Rządu ; ' i > > ; 28.000 | — 
III. Datki konkurencyjne . » ; o : : : 2.693 | 80 
IV. Pożyczka w Banku krajowym . o . : : 25.000 | — 
V. Odsetki z rachunków bieżących i drobne ACE ; : 1.535 | 37 
Razem . ; 125.092 | 64 

Rozchód. | 
I. Koszta zdjęć, uzupełnienie projektu c. k. inżyniera Heinricha . 900 | 37 
II. C. k. Rządowi zwrot kosztów za projekt s 3 d 1.071 | 24 
IIL Koszta katastru . $ : : ; : : : 9.308 | 78 
IV. Koszta komisyi konkurencyjnej i inspekcyi robót . : 1.278 | 59 
V. Koszta administracyi . : 13.312 | 29 
VI. Odsetki od zaciągniętych pożyczek i Hi KEN A | 5.557 | — 
VII. Roboty ziemne |. : : i : A ; ; 62.258 | 55 
VII. Ubezpieczenia . 4.512 | 79 
IX. Budowa objektów i a AA: M owa do dalszej kawy 10.341 | 81 
X. Wywłaszczenia gruntów i odszkodowania : $ A 3.522 | 31 
XI. Konserwacya robót w czasie budowy 3 , z , 734 | 32 
Saldo gotówki A 11.595 | 9 
Razem . z 125.092 | 64 


Dąbrowa dnia 17. Września 1888, 


Ut 


Alegat 2. do sprawozdania Wydziału kraj. LW. kr. 40.880/88. 


Odpis 
petycyi 14 obszarów dworskich i 10 gmin wniesionej do Wys. Sejmu 
o uznanie regulacyi Nowego Brnia za przedsiębiorstwo krajowe. 


Wysoki Sejmie! 


Podpisani członkowie spółki wodnej zawiązanej 28. sierpnia 1888. dla regulacyi No- 
wego Brnia na podstawie ustawy krajowej z dnia 13. Maja 1885. udają się niniejszem do Wys. 
Sejmu z prośbą o uznanie powyższej regulacyi za przedsiębiorstwo krajowe. 

Motywa, które skłaniają podpisanych do tej prośby są następujące: 

I. Regulacya Nowego Brnia jest największą z obecnie prowadzonych robót melioracyjnych 
w kraju. Regulacya zaś ta korzysta mimo to mniej z subwencyi państwowej i krajowej niż mniejszych 
rozmiarów roboty j. t. regulacyi Kisieliny etc., które to roboty za przedsiębiorstwo krajowe 
uznane otrzymają tytułem subwencyi nie 60°/, ogólnych kosztów jak regulacya Nowego Brnia, 
ale 70'/, tychże kosztów. Przy regalacyi Kisieliny zapłacą interesowani 3:80 zł. z morga, zaś 
przy Nowym Brniu zwyż 7 zł. 

II. Robota tych rozmiarów co regulacya Nowego Brnia, bo mająca na celu uregu- 
lowanie rzek i potoków razem przeszło 100 klm. długości, robota, która lata trwać będzie, po- 
winna zdaniem podpisanych pod jednolitem a umiejętnem kierownictwem być prowadzoną, nie 
zaś przez Wydział Spółki z niefachowych ludzi złożony i który w ciągu robót kilkakrotnie 
co do osób zmienić się może. Ten zaś warunek jednolitego kierownictwa tylko przez objęcie 
tej regulacyi w bezpośredni zarząd Wys. Wydziału krajowego osiągniętym być może. 

IM. W skutek uznania regulacyi Nowego Brnia za przedsiębiorstwo krajowe zwięk- 
szyłaby się suma udzielić się mających subwencyi o 10'/, ogólnych kosztów wynoszących 
425.000 zł. czyli o 42.500 zł. Kwota ta nie będzie tak wielkim dla funduszu krajowego ciężarem 
tembardziej, że w 7miu rocznych ratach byłaby wypłaconą. Dla interesowanych zaś w tej re- 
gulacyi, którzy mimo przyznanych im subwencyi nad miarę czują się obciążeni przypadającemi 
na nich datkami konkurencyjnemi, byłoby to powiększenie subwencyi prawdziwem dobrodziej- 
stwem. W przekonaniu, że Wys. Sejm uzna słuszność powyższych motywów upraszają pod- 
pisani, Wys. Sejm raczy ustawę z dnia 13. Maja 1885 w tym kierunku zmienić, aby regulacya 
Nowego Brnia za przedsiębiorstwo krajowe uznaną została. 


Następują podpisy 14 właścicieli obszarów dworskich i 1Ociu gmin. 


Alegat 8. do sprawozdania Wydziału krajowego LW. kr. 40880/88. 


Przedłożenie Wydziału krajowego. 


Ustawa 


z dnia . . . . . . . 0 wykończeniu regulacyi rzeki Nowego 
Brnia z dopływami. 


Za zgodą Sejmu krajowego Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem rozporządzam co następuje: 


PE 
Regulacya rzeki Nowego Brnia z dopływami, która roz- 
poczętą została na podstawie ustawy z dnia 13. maja 1885 Dz. 
u. kraj, Nr. 34 przez przymusową Spółkę wodną jako przedsię- 
biorstwo subwencyonowane z funduszu krajowego, ma być wy- 
kończoną począwszy od r. 1889, w ciągu lat sześciu jako 
przedsiębiorstwo krajowe. 


g. 2. 


Za podstawę techniczną tej regulacyi służyć ma uzupełniony 
w r. 1887. przez krajowe bióro melioracyjne i zatwierdzony 
rozporządzeniem Ministerstwa rolnictwa z dnia 12. października 
1887 L 9811 projekt rządowy z r. 1885, preliminujący koszta 
właściwej budowy na 425.481 zł., które z kosztami zarządu za 
czas w $. 1. wskazany, tudzież wydatkami wyłożonymi na spo- 
rządzenie katastru konkurencyjnego przedstawiają koszta całej 
regulacyi w sumie 459.790 zł. 

Wydział krajowy jest jednak upoważnionym do poczynienia 
zmian w tym projekcie w porozumieniu z Administracyą Pań- 
stwa w obrębie granic powyższej sumy kosztów budowy. 


8. 3. 


Koszta wykończenia budowy wraz z wydatkami na utrzy- 
manie w czasie budowy, zarówno jak i koszta zarządu począwszy 
od r. 1889. wraz z wyłożonymi na sporządzenie katastru kon- 
kurencyjnego wydatkami w łącznej kwocie 34.309 zł. pokryte 
będą z mającego się w tym celu utworzyć funduszu regulacyjnego. 
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Do tego funduszu regulacyjnego wpłacone być mają prze- 
dewszystkiem przez Spółkę wodną zapadłe w myśl ustawy z d. 
18. maja 1885 Dz. u. kraj. Nr. 34 pierwsze cztery raty zasiłków 
krajowych i państwowych oraz prestacyj uczestników Spółki 
wodnej za lata 1885 do 1888 w kwocie 243,132 zł. z potrące- 
niem wartości wykonanej dotychczas budowy, do której nie 
mogą być jednak wliczone mające się pokryć wyłącznie przez 
uczestników Spółki wodnej koszta zarządu i komisyj, Wartość 
ta wykonanych dotychczas robót ma być oznaczoną przez Ko- 
misyę kolaudacyjną złożoną z technika rządowego i krajowego 
oraz delegata Spółki co najwyżej według cen jednostkowych 
kosztorysu z r. 1887. 

Do pokrycia pozostałej potrzeby w kwocie 216.658 zł. 
mają się przyczynić począwszy od r. 1889: 

a) fundusz krajowy bezzwrotnym  zasiłkiem w kwocie 
110.976 zł. 40 ct. celem uzupełnienia uiszczonych już czterech 
rat do wysokości czterdziestu procent wskazanych powyżej ko- 
sztów całej regulacyi (459.790 zł); 

b) państwowy fundusz melioracyjny w myśl $. 6. ustępu 
1. i $. 4. ustępu I. ustawy z d. 30 czerwca 1884 Dz. u. p. Nr. 
116 bezzwrotnym zasiłkiem w kwocie 64.997 zł. 40 ct. celem 
uzupełnienia mających się uiścić w myśl ustawy z d. 18. maja 
1885 Dz. u. kr. Nr. 34 czterech pierwszych rat zasiłków pań- 
stwowych do wysokości trzydziestu procent kosztów regulacyi; 

c) wreszcie Spółka wodna dla regulacyi rzeki Nowego 
Brnia z dopływami kwotą 40.684 zł, 20 ct. celem uzupełnienia 
mających się uiścić w myśl powołanej pod b) ustawy krajowej 
pierwszych czterech rat prestacyj do wysokości trzydziestu pro- 
cent kosztów regulacyi, a to według miary ustanowionej w $$. 
4 do 7 statutu Spółki. 


g. 4. 


Rozłożeniem i Ściągnięciem datków stron interesowanych 
zajmie się zawiązana w myśl §. 1. ustawy z dnia 13. Maja 1885. 
Dz. u. kr. Nr. 34 spółka wodna dla regulacyi Brnia Nowego 
wraz z dopływami, której zakres działania w zastósowaniu do 
niniejszej ustawy określą dodatkowe postanowienia statutu ma- 
jące się ułożyć przez władzę polityczną. 


$. 5. 

Wyszczególnione w $. 8. pod a, b, c zasiłki krajowe i pań- 
stwowe oraz prestacye spółki wodnej mają być uiszczone do 
funduszu regulacyjnego, począwszy od r. 1889. w sześciu równych 
ratach rocznych z góry. 


$. 6. 


Dla utrzymania wykonanych robót regulacyjnych po skoń- 
czeniu budowy ma być utworzony osobny fundusz, 


Fundusz ten składać się będzie: 

1. z kwoty osiągniętej ze sprzedaży uzyskanych przy re- 
gulacyi gruntów, jako kapitału zakładowego; 

2. z odsetek tej kwoty, jakie narosną w czasie budowy; 

8. z dochodów uzyskanych z wydzierżawienia wałów ochron- 
nych. 

Dalsze postanowienia co do rozkładu reszty kosztów na kraj 
i strony interesowane, ewentualnie utworzenia w tym celu jednej 
lub więcej spółek wodnych i innych zarządzeń potrzebnych dla 
konserwacyi budowli, wydane zostaną w drodze ustawodawstwa 
krajowego. 


8 o 


Wykonanie robót regulacyjaych i konserwacyjnych, po- 
cząwszy od r. 1889., zarówno jak i zarząd funduszu regulacyj- 
nego i konserwacyjnego obejmie Wydział krajowy. 

Sposób wykonania przedsiębiorstwa i ostateczny kosztorys 
oznaczyć ma Wydzial krajowy w porozumieniu z Namiestnictwem, 
któremu podobnie jak i Spółce wodnej dla regulacyi Brnia No- 
wego wraz z dopływami przyznanym będzie wpływ odpowiedni 
na tok spraw technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa. 

Bliższe szczegóły co do zakresu i sposobu wywierania tego 
wpływu, oraz co do ewentualnego bezpośredniego współdziałania 
rządowych organów technicznych, określi rozporządzenie wyko- 
nawcze, które ułoży Wydział krajowy wspólnie z Namiestni- 
ctwem z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez właściwe Ministerstwa. 


8. 8. 


Sprzeczne z niniejszą ustawą postanowienia ustawy z dnia 
13. Maja 1885. Dz. u. kraj. Nr. 34. tracą moc obowiązującą. 


8. 9. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom rolnictwa, 
skarbu i spraw wewnętrznych. 


